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Geachte 



Naar aanleiding van uw offerte van 6 april 2013 bericht ik u als volgt. 

Ik verleen u opdracht tot uitvoering van werkzaamheden in het kader van 
bovengenoemd project. 

De uitvoering van de werkzaamheden vangt aan na ontvangst van deae 
opdrachtbrief en zal in september 2013 worden afgerond. 

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van een vaste prijs 
KHUBQOl exclusief BTW, respectievelijk «MCMO?» inclusief 21% BTW. 

Het betaalritme vindt als volgt plaats : 
50 % bij oplevering concept advies; 
30 % bij definitief advies; 
20 % na acceptatie eindrapport. 

Overschrijding van de einddatum van deze opdracht is slechts toegestaan na mijn 
voorafgaande toestemming. 

Het doel van de opdracht is een haalbare, betrouwbare en duurzame drinkwater- 
voorziening voor Saba te realiseren die voldoet aan de Nederlandse drinkwater 
standaard. 

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover 
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde 
document boven het later genoemde: 

1. deze overeenkomst; 

2. de ARVODI-voorwaarden; 

3. de offerte. 

Uw betalingsverzoeken onder vermelding van het zaaknummer 31081025 en het 
SAP bestelnummer: 4500210968 dient u in bij: 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
SSO/F8J/088 
Postbus 20906 
2500 EX Den Haag. 

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing, 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit. 



Uw 



Bestuurskern 

Dir. Water en Bodem 

Afd. Ondergrond, Energie en 

MER 

Datum 

9 april 2013 

Ons kenmerk 

IENM/BSK-2013/71088 



In aanvulling dan wel afwijking op de ARVODI-voorwaarden geldt dat de 
aansprakelijkheid artikel 19 is gemaximeerd opWKKKMÊpBOOt artikelen 16, 
18, 19.4, 25.3 en 25.4 zijn niet van toepassing. 

In week 23 zal het door u op te stellen concept advies en schetsontwerp met I&M 
worden besproken. In week 35 zal het definitieve advies en eindrapport worden 
opgeleverd. 

Deze opdracht wordt begeleid door 

Betaling van facturen geschiedt onder voorbehoud van verrekening of terugvorde- 
ring indien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt 
verstrekt of bij later blijkende onjuistheden. 

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze overeenkomst, dient u mij dit 
schriftelijk onder vermelding van bovengenoemd bestelnummer en redenen te 
berichten binnen twee weken na ontvangst van deze overeenkomst. U richt uw 
reactie aan . Email: 

telefoon 

Indien u met de inhoud van deze opdracht kunt instemmen, verzoek ik u beide 
exemplaren te ondertekenen en één tweezijdig getekend exemplaar te retourne- 
ren. 



DE STAAT DER NEDERLANDEN 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

DE DIRECTEUR WATER EN BODEM 



Datum: Q(<4\lO{£ 
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